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للعملية وبناء عليه اجتمعت اللجنة المكونة من : 
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رئيس قسم الصيانة 

المهندس المشرف :م.م/ ابراهيم زائري عضوا 

مندوب المقاول : م/احمد جلال مندوب المقاول ' 
وقد اطلعت اللجنة على محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المشكلة من ادارة التعليم بنهاية مدة المشروع 
والمتضمن قابلية المشروع المذكور أعلاه للاستلام الابتدائي وقد قامت اللجنة بالوقوف على المشروع بالطبيعة 
وبالاطلاع على المخططات والشروط والمواصفات رأت اللجنة بان الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات ولا مانع من 


وعلية جرى التوقيع 


